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SANTIAGO 


j Cjr**('iuL f o»W| 

IT Z AMARA- 


ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA 
EMPRESA - MUNICIPIO 


JAMILTEPEC 


Gobierno municipal 

2017-2018 



EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO JAMILTEPEC, MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, DISTRITO DE JAMILTEPEC DEL ESTADO DE OAXACA SIENDO 
LAS 16:00 HRS. DEL DIA 07 DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA: EL C. JUAN CARLOS PALACIOS 
PENALOZA, ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA; ARQUITECTOS Y CONSTRUCTORES ITZAMARA S.A. DE C.V ; E INTEGRANTES DEL H 
AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JAMILTEPEC LOS CC. PROFR. EFRAÍN DE LA CRUZ SÁNCHEZ, PROFA. AURORA MERINO HERNÁNDEZ PROFR. 
ABEL VELASCO VASQUEZ, C. FRANCISCO BRUNO CISNEROS TERRASA, LIC. JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ BAUTISTA, LLEVAN A CABO EL ACTO DE 
ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO COLONIA AVIACION'" 
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UBICACION : 

ESTADO : 

REGIÓN. 

MICROREGIÓN: 

DISTRITO . 

MUNICIPIO : 

LOCALIDAD : 

DATOS GENERALES 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 
RUBRO: 

OFICIO DE AUTORIZACIÓN: 
OFICIO DE NOTIFICACIÓN: 


DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 


OAXACA 


^\OO.S^ 

COSTA 


—$ - 

iM. Hfk 

COSTA 


- 

JAMILTEPEC 



SANTIAGO JAMILTEPEC 


—TESORERIA- 

SANTIAGO JAMILTEPEC IVÍUI 


Mpt o. Sorm'jao Jamiltcp e c 


APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y 

RAMO GENERAL 33 2017-2018 


MSJ/467/FIII/09/2017 


FECHA: 15 DE MARZO DE 2017 


MS J/467/FIII/09A/2017 


FECHA: 15 DE MARZO DE 2017 


SE EFECTURAN LOS TRABAJOS DE CORTE Y DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO, TRAZO Y 
NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, EXCAVACION DE ZANJAS CON RETROEXCAVADORA EN 
MATERIAL TIPO II, AFINE, CAMA DE ARENA DE 10 CMS DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 
TUBERIA SANITARIO NOVAFORT DE 20 CMS DE DIAMETRO, CRIBADO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA 
EXCAVACION, RELLENO A VOLTEO CON PALA Y COMPACTACION PROCTOR AL 90% , CONSTRUCCION 
DE POZOS DE VISITAS DE DIFERENTES PROFUNDIDADES, BROCALES Y TAPAS DE POLIETILEN 
CONCRETO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA 


RUBRO DE GASTO: 

MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
FECHA PROGRAMADA DE INICIO 
FECHA DE INICIO REAL: 

METAS ALCANZADAS 


AGUA Y SANEAMIENTO 


SUBCLASIFICACION: DRENAJE SANITAR 


CONTRATO 


03/04/2017 


03/04/2017 


1,048.39 


ML 


FECHA PROGRAMADA DE TERMINO 
FECHA DE CONCLUSIÓN 

BENEFICIARIOS 



07/07/20 


4 ?— t mu „ 

- K S gJj» 


272 


— — 

TOB'fl ANTES 


ESTRUCTURA FINANCIERA 

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS 

IMPORTE AUTORIZADO 

IMPORTE EJERCIDO 

SALDO 

RAMO 33 FONDO III - v 

$1,824,021.71 

$1,824,021.71 

$0.00 

RAMO 33 FONDO IV jb> 




RAMO 28 \L 




APORTACIÓN PFnFPAi Ivl 




BENEFICIARIOS 




OTROS |IEG\DUKÍA Dt 




- - -OBRAS total 

$1,824,021.71 

$1,824,021.71 

$0.00 



JUTO CONHM?ME*Vrras FECHAS E INICIOS Y TER 
ÁDA LA OBI^'WCTTOTi^ECORRIDO E INSPEO 

NAD/W»u1WK!WanDODE acuerdo con la i 
ISIÓN EJE^dlpAt Htíá RECIBIDA por la unidai 


:0 ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONC 
FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN 



MADAS. <¡P 

“ARTES QUE INTERVI 
¡TINO DE SU EJECUCI 
DE SU OPERACIÓN, 


IYE QUE LA OBRA SE 
[PECIFICACIONES DEL 
iNTENIMIENTO. 


MUNICIPAL 




ITE ACTO SIENDO LAS DIECÍ 
CON EL CONTEN lt§¿' 


DEL MISMO DIA Y 
>S QUE EN ELLA 


' «Í7-M13 
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Armi.frc-t** < Opttfn«L ferr»| 

ITZAM ARA — ^ 



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA 
EMPRESA - MUNICIPIO 

RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN 


SANTIAGO 

JAMILTEPEC 


Gobierno municipal 

2017-2018 



CONTRATISTA: ARQUITECTOS V CONSTRUCTORES ITZAMARA S.A DE C.V 
ADMINISTRADOR UNICO : C. JUAN CARLOS PALACIOS PEÑALOZA 
R.F.C: ACI151001DRA 


DOMICILIO: CALLE AVENIDA DE LAS 
DE JUAREZ, OAXACA, C.P 



j, PISO 2 C-02, COL. REFORMA, OAXACA 





PRESIDENTE 


2017-2018 

*-"■.¡% 



PROFR. ABEL VELASCtTVItSQUEZ 

REGIDOR RSGtíl&iíril A 

D€ HACIENDA 
Upo. Santiago Jamiltepec 

Dtto. Jímifttpo, Oai. 
2017 2018 


mmn 


&•-* o: 


RECIBEN LA OBRA 





PROFA x AUROR/HlEI 


JURA 

ÓNíCiPAL 

vHr“ *L/ L 


sindico íauUnHP»; 3a 

2857 *2018 



c. franciscoR 





5<y^)í^(^rERRASA 
REGIDO^ip^SAS 

Mpio. S»ntt«0O 
JomítUpoc, 

Dtto. JomIHopoc, Oex- 
2017 - 201 * 


LIC. JOSÉ MANUJ 

tesorT 


i_, 

MUNICIPAL 

Mpio. Sarama Jamiltepec 
Dtto. iamiítepec, Oax 
Vo. B<* 017 _2018 


TISTA 































